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MAT. : Respuesta DIPIR a Memo N* 98/2021 ¿o 0 2 0 2 
fecha 29/01/2021, Materia: Inspector 
Fiscal solicita pronunciamiento referente 
voluntad de regularizar proceso 


Él administrativo jurídico — convenio vigente 
de Restauración de Iglesia de Belén y 
1 Restauración de Iglesia Ticnamar. Si es 
posible obtener fecha en que se 
efectuara tramitación y si esta es posible 


A R | C A y PA R IN A E O TA efectuar de forma extemporánea. 
GQ UEIESNCO REGIONAL Arica, 02/02/2021 
DOCUMENTO ELECTRONICO 
DE  : Jefe (S) División - División de Presupuesto e Inversión Regional 
A : BRUNO BOGGION! - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes 
Estimado: 


En relación al Memo N”* 98/2021 de fecha 29/01/2021, Materia: Inspector Fiscal solicita 
pronunciamiento referente voluntad de regularizar proceso administrativo jurídico — convenio vigente 
de Restauración de Iglesia de Belén y Restauración de Iglesia Ticnamar. Si es posible obtener fecha 
en que se efectuara tramitación y si esta es posible efectuar de forma extemporánea. Es importante 
clarificar los siguientes aspectos aludidos: 


( » Jén relación a la mención respecto a la prioridad del GORE por llevar cabo regularización 
d% ntecedentes en los respectivos convenios de restauración de la Iglesias de Belén y Ticnamar, 
u considerando todas las observaciones-realizadas por el ITO, en base a sus vistas en terreno 
realizadas durante los meses de Diciembre/2020 y Enero del 2021. Es importante considerar dos £ ee ¿Ao 

1/9) 


Hitos ocurridos durante la ejecución de los proyectos en el periodo 2020, el Primer Hito, es que con . 0 ( s 
/ or medio de correo electrónico enviado a la Jefa de División DIT (Con copia mn/fo- 
Rubén Ubillo R.) por parte del Jefe división DIPIR, Mat: “Solicita Designación de ITO para Obras que ho Ú 


se detallan”, dichas obras corresponden a los proyectos de restauración de Belén y Ticnamar, se a 
hace dicha solicitud considerando que las Obras no llevaban más de dos meses en ejecución y Ss 
encontrare en prarenas vn Instalación de Faena SY 


vanzar r de la mejor forma con sus trabajad 
-— Taller Arica — ETT todo esto se vio reflejado en el “Protocolo de Aperturas de Obras”, Celebrado 
el 30/07/2020, entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota por medio de su Intendente y 
Fundación Altiplano, este protocolo busco consensuar de la mejor manera la reanudación de las —— 
obras considerando a la comunidad y significo m d | 


sto bueno de Suplementación y Reitemiza 
lamentado en el protocolo de acuerdo y en ordinarios 


- anteriormente mencionados. Se pu observar que DIPIR ha tratado de gestionar todos los y 
o requerimientos del Sub-Ejecutor Fundación Altiplano, pero en el caso S£epecifico de Suplementación. Tes 
o puede int nir en dicha gestión, esto ya que es la el control presupuestario de (2 e 
ichas obras, por lo tanto no puede ser icho proceso de suplementación de recursos e RN 


el Articulo Deci rabajo que se realizó y se consensuo con 
F. Altiplano lleg a 2 firma 01/02/2020, ante la inexistencia de una respuesta 
referente a la Suplermientación de recursos, para eiii Obras de Restauración. 


financieros. Pero Si DIPIR puede gestionar Re-ltemizaciones de dichos convenios, esto considerando [a AS 


2) Finalmente mencionar que en relación a las observaciones realizadas por el ITO, respecto a 
cambios de materializada o cambio de partidas. En lo que respecta a la expresión Financiera de los 
Proyectos, lo cual se materializa por medio dos d Obras los cuales considera 
Ítems y Sub-ltemsk ) se do ningún gas ¡p ca : 


resupu ias ltems o Sub-ltems Inexistentes. Se ha llevado y un contro! exhaustivo financiero de la 
ejecuci > cada uno de los Ítems de acuerdo a su presupuesto aprobado considerado en las 
Resoluciones Afectas vigentes a la fecha. Resulta relevante que por dicho motivo desde el punto de 
Vista Técnico la presencia de un ITO, desde comienzos de las Obras hasta su Final, situación no 
acontecida hasta Diciembre/2020. Aseverar que para consensuar algunas partidas de obras se 
formaron Mesas Técnicas para cada uno de los proyectos Belén y Ticnamar, en las cuales 
actualmente participan la Comunidad, el GORE (No por medio analista encargado control 
presupuestario), el Consejo de Monumentos, Subdere, Ministerio de Culturas, las Artes y Patrimonio 
y Fundación Altiplano. Dicha información se encuentra en las rendiciones de carácter Técnico de 
cada una de las Obras de Restauración, las cuales son analizadas por parte de caiietes DIPIR 
podas en las di nt de las Rendiciones de Cuentas Mensuales de dichos i 


' Ss dí esta peramos S que en adelante se > incorpore a 
dichas mesas 2 Técnica el ITO de los proye tos, así ayudar a una mejor ejecución en que respecta en 
trabajos de Obras. 


Att.- 


Nota: Se adjunta en formato Digital los siguientes antecedentes: 


IF), Mat: Solicita nombramiento ITO para Obras de 


] Món Belén y at 


2) Protocolo para Reanudación de Obras de Restauración en los pueblos de Belén y Ticanamar. 


MM Calinibid da Comlamantanián ramirana E Altiniana Mrdinarine M9 A/A (Dalámid 19 M9 4NN/NNAN 
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Análisis y Visto Bueno Suplementación de Recursos Restauración de las Iglesias Belén y Ticnamar. 


a 


4) Memos DIPIR a DIPLADER N* 1215/2020 Y N* 1214/2020, de fecha 24/09/2020, Mat: Solicitud de k Aros 
$ E > 


P”o201 


LUIS TABOADA MENESES 
Jefe (S) División 
División de Presupuesto e Inversión Regional 
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